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Perihal : Permohonan Penerbitan Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak 
Lampiran : 1. SPK 001/INF/SA-SBM/I1/2019 


2. SPK Angkut Kayu 


3. Peta Perkebunan PT.Senabangun Anekapertiwi 


Dengan Hormat, 


Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja PT.SINAR BINTANG MULIA di Perusahaan PT.SENABANGUN 

ANEKAPERTIWI dengan No. SPK 001/INF/SA-SBM/1/2019 pekerjaan Rumah G10 Dinding Calsiboard 

sebanyak 8 unit, yang diberikan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dimulai sejak 25 Januari 2019 s/d 

akhir 25 Juli 2019 belum bisa diselesaikan maksimal sesuai target jangka waktu sehubungan ada 

permasalahan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut : 

1. Per. unit barak memerlukan sekitar 52 M3 kayu berbagai ukuran, Sejatinya kayu diterima ditempat 
sehingga dapat dikerjakan, namun berbagai kendala dilapangan menyebabkan PT.Sinar Bintang Mulia 
harus menyelenggarakan sendiri pengangkutan kayu dari JG Sawmill ke Lokasi — Petangis dengan 
jumlah armada yang terbatas. 

2. Faktor Libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H Keseluruhan tukang yang ada merupakan tenaga dari Pulau 
Jawa dan Sulawesi sehingga terjeda adanya libur hari Raya Idul Fitri 1440 H (mudik lebaran), baru 
dapat dikatakan efektif Operesional lagi setidaknya 3 (tiga) minggu setelah libur hari Raya Idul Fitri 
1440 H. 

3. Radius Jarak Tempuh dari lokasi Basecamp/Region Muara Taberu ke Lokasi Wilayah PT.Senabangun 
Anekapertiwi sangatlah jauh dan Kondisi Jalan Aksesnya rusak berat. 


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan trimakasih. 


Hormat kami, 


Albertus Hariono 
Direktur 


